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Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico de Angra dos Reis - RJ 
Ministério do Turismo 


Eixo 

Tema 

Desafios 

Iniciativas 

Competência 

Acompanhamento MTur 

Infraestrutura/ 

Acesso 

Aeroporto 

Acesso aéreo ao município com 
linhas regulares apenas pelo 
Aeroporto Rio Galeão (mais próximo 
200 km). 

Infraestrutura aeroportuária do 
município atende apenas aeronaves 
particulares. 

Implementar melhorias no aeroporto de Angra dos Reis em 
três etapas: 

1. Amplicação e melhorias (pista de pouso e decolagem sobre 
o mar, complementação do pátio de aeronaves e nova pista 
de táxi, construção de terminal de passageiros e de cerca 
operacional, sinalização horizontal, implanatação de 
balizamento noturno, iluminação de pátio, sinalização vertical 
e operação parcial por instrumentos), visando permitir a 
operação de aeronaves com capacidade para 50 passageiros. 
Anteprojeto em análise pela SAC. O Estado poderá licitar após 
aprovação (valor estimado em 29 milhões, já disponibilizados 
pela União). 

2. Implantação de estação meteorológica de superfície 
automática, visando apoiar futuras operações parciais por 
instrumentos. Já doada e implementada. Em fase de 
calibragem. 

3. Complementação da via de acesso rodoviário direto entre 
aeroporto e Rodovia BR-101 (trecho de 280m). Inclui 
desapropriação de edificações e adaptação de passagm 
subterrânea sob a Rodovia BR-101. 

4. Atração de companhia aérea regional para operação de voo 
regular para o destino. 

1. Ministério da Infraestrutura/Secretaria 
de Aviação Civil 

2. Ministério da Infraestrutura/Secretaria 
de Aviação Civil 

3. Ministério de Infraestrutura 

Thaís Amaral - 
CGMUB/DEPAI/SNINT 


Ferrovia 

Trecho de ferrovia, anteriormente 
utilizado para fins turísticos 

desativado e sem manutenção. 

Reativação da Ligação Férrea Turística, com 49 km de 
extensão (operou até 1995 com sucesso, chegando a 
transportar 80 mil visitantes/ano). Necessária devolução do 
trecho à União pela concessionária Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA) e custeio de restauração e fornecimento de locomotivas 
e carros de passageiros. 

O projeto contempla, ainda, uma ciclovia entre Lídice e Barra 

Mansa. 

1. Governo do Estado 

2. Agência Nacional de Transporte 
Terrestre (ANTT) 

3. Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) 

Thaís Amaral - SNINT 


Porto 

1. Estagnação e aterros sem 
destinação no Porto de Angra dos 
Reis. 

2. Indefinição sobre a propriedade 
do terreno (município, ANTT e Cia 
Doca do Rio de Janeiro). 

1. Restringir a Poligonal do Porto às áreas do cais de atracação 
que seria direcionado às atividades de suplay e off shore em 
apoio ao pré-sal. 

2. Transferir as áreas adjacentes do Porto para o Município de 
Angra dos Reis, em caráter definitivo. 

3. Construir empreendimento Porto Marina São Bento com a 
contrapartida de construção do terceiro berço do porto para 
navios turísticos. 

Ministério da Infraestrutura 

Iniciativa privada 

Thaís Amaral - SNINT 
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Eixo 

Tema 

Desafios 

Iniciativas 

Competência 

Acompanhamento MTur 


Rodovia 

1. Congestionamentos frequentes e 
dificuldade de acesso ao município 
em período de alta estação. 

2. Ausência de sinalização turística 
viária em inglês. 

1. Duplicar o trecho de 17 km da Rodovia BR-101, até a 
entrada de Mangaratiba, incluindo a duplicação de dois túneis. 
Obra estimada em R$ 128 milhões. A Rodovia está inserida no 
rol de rodovias a serem concessionadas. 

2. Modernizar a Rodovia RJ-155 (Trecho Angra - Barra Mansa). 
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) em fase de 
elaboração dos estudos. Orçamento a ser definido após a 
elaboração dos Estudos da PMI. 

3. Implementar sinalização turística viária em inglês. 

1. Empresa de Planejamento e Logística 
(Governo Federal) 

2. Governo do Estado 

Thaís Amaral - SNINT 

Meio Ambiente 

Unidades de 

Conservação Federais 

Pressão pela utilização/visitação a 
áreas que pertencem à Estação 
Ecológica de Tamoios e 

transformação da unidade de 
conservação em Área de Proteção 
Ambiental (APA). 

1. Rever a categoria da unidade de conservação de forma que 
concilie a possibilidade de visitação, sem impactar na 
preservação ambiental. 

Ministério do Meio Ambiente/lnstituto 
Chico Mendes 

Nicole Facuri - SNINT 

Capacidade de carga 
de atrativos 

Ações inadequadas que visem o 
respeito à capacidade de carga na 
Ilha Grande. 

Implementação de forma eficiente de controle dos visitantes, 
de forma à respeitar a capacidade de carga estabelecida. 

Prefeitura Municipal 

Nicole Facuri - SNINT 

Contenção de 

encostas 

Risco de novos desabamento de 

encostas, como o ocorrido em 2010 

na Ilha Grande e no Morro da 
Carioca. Obras paralisadas. 

Retomar as obras de contenção paralisadas pelo Governo do 
Estado (recursos do Governo Federal) 

Governo do Estado 

Ministério de Desenvolvimento Regional 

Marcelo Moreira - SNETur 

Segurança 

Plano de Segurança 
Turística para o 

destino 

Necessidade de ampliar a sensação 
de segurança para a população e 
turistas no destino. 

Implementação de Guarda Municipal no Destino. 

Prefeitura Municipal 

Ministério do Turismo 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Francisco Chaves - SNINT 

Combate ao crime 
organizado 

Relatos de migração de integrantes 
de facções para o destino, em 
função da intervenção militar no Rio 
de Janeiro, 

Realizações de ações coordenadas entre as esferas municipal 
e nacional para o combate ao tráfico e criminalidade na 
região. 

Prefeitura Municipal 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Francisco Chaves - SNINT 
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Eixo 

Tema 

Desafios 

Iniciativas 

Competência 

Acompanhamento MTur 

Turismo 

Náutico 

1. Inexistência de terminal 

hidroviário adequado para 

embarque e desembarque de 
turistas em Ilha Grande (principal 
atrativo), onde há intenso fluxo de 
passageiros, proveniente do 

continete e de cruzeiros. Atualmente 

ocorre na Vila do Abraão, entretanto 
a estrutura é apenas um cais de 
madeira. 

2. Falta de ordenamento do turismo 

náutico na Baía da Ilha Grande. 

1. Realizar a reforma do Terminal Marítimo Abraão (Contrato 
de Repasse 862539/2017). 

2. Avaliar a viabilidade/possibilidade de concessão para de 
serviços no Terminal Marítimo. 

3. Reativar o Grupo de Trabalho de Turismo Naútico e realizar 
reunião em Angra dos Reis com os principais atores do setor, 
visando a busca de solução para os entraves da atividade em 
Angra dos Reis. 

Ministério do Turismo 

Prefeitura Municipal 

1. Marcelo Moreira - SNETur 

2. Rafaela Lehman - SNINT 

3. Thaís Amaral - SNINT 

Sinalização Turística 

Deficiência de sinalização turística no 
município, em especial em Ilha 
Grande. 

Implmentação de sinalização turística para o destino. 

Prefeitura Municipal 

Ministério do Turismo 

Marcelo Moreira - SNETur 

Sol e Praia 

1. Inexistência de estrutura que 
promova a acessibilidade de pessoas 
com deficiência a Ilha Grande. 

2. Atividades e empreendimentos 
desordenados em áreas de 
praia/orla. 

1. Apoiar projeto proposto pela Fundação de Turismo de 
Angra dos Reis (Proposta 24959/2019 - acessibilidade na praia 
Grande do município de Angra dos Reis), no valor de R$ 500 
mil. 

2. Desenvolvimento de Plano de Gestão Integrada da Orla do 
município (Projeto Orla). 

3. Realizar a reforma e revitalização da Orla da Praia do Frade 
(Contrato de Repasse 862764/2017, no valor de 365 mil. É 
possível efetuar o repasse do recurso na próxima semana) 

1. Governo Municipal e Ministério do 
Turismo 

2. Ministério da Economia/SPU, Ministério 
do Meio Ambiente e Ministério do 

Turismo 

1. Marcelo Moreira - SNETur 

2. Gabrielle Nunes - SNDTur 

3. Marcelo Moreira - SNETur 

Patrimônio Mundial 

da Humanidade 

Cultural e Natural - 

Misto 

A preencher 

A preencher 

A preencher 

1. Nicole Facuri - SNINT 

2. Silvana do Nascimento - 

SNETur 
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Eixo 

Tema 

Desafios 

Iniciativas 

Competência 

Acompanhamento MTur 


Atração de 

investimentos 

1. Ausência de benefícios 

municípais/estaduais e federais de 
isenção ou redução de impostos e 
taxas para investimentos no setor 
turístico. 

2. Presença de barreiras à entrada 

de novos empreendimentos 

turísticos, como falta de 

regularização fundiária e falta de 
mão de obra qualificada no destino. 

3. Necessidade de Concessão de 
serviços para o Parque Natural 
Municipal da Mata Atlântica. 

1 e 2. Implementação do Programa Investe Turismo na rota 
que abrange o destino, desenvolvendo ferramentas e 
portifólios de investimentos para a região. 

3. Realização de editais de concessão de serviços para a 
Unidade de Conservação. 

1. Ministério do Turismo e SEBRAE 

3. Prefeitura Municipal. 

1. Silvana do Nascimento - 

SNETur 

2. Rafaela Lehman - SNINT 

Eventos 

Inexistência de estrutura qualificada 
e com capacidade para receber 
grandes eventos. Atualmente os 
espaços disponíveis são apenas 
salões em hotéis do município. 

Angra dos Reis não recebe eventos 
de padrão ICCA - International 
Congress and Conventions 

Association. 

Apoiar projeto proposto pela Fundação de Turismo de Angra 
dos Reis (Proposta 25279/2019 - Centro de Convenções), no 
valor de R$ 7 milhões. 

1. Ministério do Turismo e Prefeitura 
Municipal 

Marcelo Moreira - SNETur 

Promoção Turística 

1. Inexistência de calendário de 
eventos disponível para os turistas. 

2. Carência de conteúdo 

promocional do destino nas redes 

sociais. 

Implementação do Programa Investe Turismo na rota que 
abrange o destino, desenvolvendo ferramentas e portifólios 
de promoção turística para a região. Cristiano 

Ministério do Turismo 

SEBRAE 

Prefeitura Municipal. 

Cristiano Borges - SNDTur 


Política Urbana 

Abastecimento de 

água 

1. Capacidade e abastecimento de 
água na área central do município 
esgotada, ocasionando falta de água 
na região. 

2. Inexistência de estação de 

tratamento de água para 

reutilização. 

Transpor água do Rio Bracuí (custo estimado de 600 milhões) 
ou implementação de planta de unidade de dessalinização 
(modelo israelense - custo estimado de R$ 250 milhões) 

Governo Federal e Estadual 

Iniciativa privada 

Thaís Amaral - SNINT 
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Eixo 

Tema 

Desafios 

Iniciativas 

Competência 

Acompanhamento MTur 


Coleta e destinação 
de lixo 

1. Inexistência de Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos. 

2. Inexistência de destinação de lixo 

orgânico para usina de 

compostagem. 

3. Limpeza Pública 

Implementação de estrutura adequada para coleta e 
destinação de resíduos sólidos. 

Prefeitura Municipal 

Ministério do Desenvolvimento Regional 

Thaís Amaral - SNINT 

Telecomunicações 

Serviço de telecomunicações 

deficitário, segundo avaliação dos 
turistas internacionais. 

1. Ampliação e melhoria da cobertura de telefonia celular e 
internet; 

2. Disponibilização de wifi gratuito no município, em especial 
em atrativos turísticos públicos. 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

Prefeitura Municipal 

Iniciativa Privada 

Thaís Amaral - SNINT 

Fornecimento de 

energia elétrica 

Descontinuidade do serviço de 
fornecimento de energia elétrica, 
acarretando prejuízos e diminuindo 
a qualidade do serviço nos 
estabelecimentos turísticos. 

Ampliar e melhorar o serviço de fornecimento de energia 
elétrica no município. 

Ministério de Minas e Energia 

Thaís Amaral - SNINT 


Página 5 











